【 東 日 本 大 岩 秋 津波 
社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロー ド マ ッ プ 


被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 再 建 等 に 資す る よう 、 県 民生 活 に 身近 な 
社会 資本 の 整備 に 関す る 情報 を 定期 的 に 提供 


被災 者 や 被災 地 の 事業 者 が 、 今 後 の 生 活 再建 ・ 事 業 再 開 等 を 具体 的 に 検討 る た め に 
は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 の 工程 に つい て の 情報 が 不可 欠 で す 。 

また 、 本 格 復 興 の 着実 な 推進 を 、 目 に 見 える 形 で 広く 情報 発信 する 必要 が あり ます 。 

この た め 、 県 で は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 (主要 8 分 野 ) の 復旧 ・ 復 興 事業 の 動 
き や 今 後 の 見 通し に つい て 情報 提供 を 行う も の で す 。 

な お 、 記 載 し て いる 工程 等 は 、 様 々 な 要因 に より 変更 と な る 可能 性 が ある こと か ら 、 
定期 的 に 最新 の デー タ に 更新 し て いき ます 。 


ロー ド マ ッ プ の 更新 


9 月 30 日 と 3 月 31 日 を 基準 日 に 定め 、 最 新 の 
デー タ に 更新 し て いま す 。 


る $ 工程 上 の 主要 課題 
① 施工 条件 の 変化 へ の 対応 
⑤ 漁港 ② 工事 区 間 の 一 部 に お ける 用 地 取 得 ま た は 
⑥ 港湾 補償 物件 へ の 対応 
⑦ 医療 (病院 、 医 科 診 療 所 ) ③ 2 


⑧ 教育 (小学 校 、 中 学校 、 高 等 学校 ) 予定 し て いる 工程 を 達成 する た め に は 、 上 記 


8 課題 の 解決 が 必要 で す 。 
ーー 


① 復旧 ・ 復 興 事 業 の 動き 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ は 、 こ れ ま 
② aed cd 人 載 し て いま す 。 
③ 市 町 村 別 事業 計画 掲載 儲 所 一 覧 (https://www.prefiiwate.jp/shinsaifukkou/anzen/machizukurl/1002418/i 
分 野 別 整備 スケ ジ ユ ー ル ndex.html) 
(参考 ) 市 町 村 別 工程 表 の 見 方 

2 市 町 村 別 工程 表 ※ 今 回 の 更新 は 、 令 和 元 年 9 月 30 日 を 基準 日 と し 
① 各 事 業 箇所 位置 図 て いま す が 、10 月 末 ま で に 把握 し た 、 令 和 元 年 
の ② 年 度 別 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル 台風 第 19 号 の 影響 を 考慮 し た 箇所 が あり ます 。 


③ 完成 箇所 数 割合 
④ 完成 箇所 一 覧 表 


ロー ド マ ッ プ の 構成 
ぐ 主要 8 分 野 に つい て 掲載 


① 海岸 保全 施設 
② 復興 まち づく り 
③ 復興 道路 等 

④ 災害 公営 住宅 


復旧 ・ 復 興 事業 の 動き 


前 回 の 公表 時 点 (基準 日 : 平成 31 年 3 月 31 日 ) か ら 、 今 回 の 更新 まで の 
期間 の 復興 事業 の 進捗 状況 を 工事 の 『 着 工 』 と 『 完 成 』 に 着目 し 整理 し て 


いま す 。 


る 着工 箇所 数 

















100% 50% 


未 着工 箇所 数 回 | 前 回 迄 の 完成 箇所 数 
0 箇所 ) ( 665 箇所 ) ( 




















新規 完成 箇所 数 [ | 完成 未 了 简 所 数 
17 箇所 ) ( 93 箇所 ) 














[| 前 回 迄 の 着工 簡 所 数 | | 新規 着工 箇所 数 
( 773 箇所 ) ( 2 箇所 ) ( 


※ 着 工 : 0.3 ポ イン ト 増 加 し 、 全 科 所 の 100.0% ※ 完成 : 2.2 ボ イン ト 増 加 し 、 全 簡 所 の 88.0% 








分 野 別 の 着工 ・ 完 成 箇所 割合 


社会 資本 の 主要 8 分 野 に お ける 分 野 別 の 『 工 事 中 箇所 』、 
及び 『 未 着工 箇所 』 の 割合 を 整理 し て いま す 。 


【 海岸 保全 施設 】 【 復 興 ま ち づ く り 】 【 復 興 道路 等 】 【 災害 公営 住宅 】 


『 完 成 箇所 』 





(100 % 


108 箇 所 25 箇 所 6 箇所 15 箇 所 
100% 
(100 %) 


下段 ( ) : 前 回 公 表 时 点 


100% 


(100 %) 


国 完成 箇所 | 工事 中 箇所 


【 お 問合せ 先 】 岩手 県 復興 局 ま ち づ く り ・ 産 業 再生 課 (019-629-6931) 





【 東 日 本 大 岩 災 津波 】 
社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


市 町 村 別 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 ( 全 775 箇 所 ) 
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東日本 大 鹿 災 津江 (参考 ) ロー ド マ ッ プ に お ける 市 町 村 別 工程 表 の 見 方 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































全 [| = 
ak リ / 二 | 二 画 
EE 四 - 
RS (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
分 野 別 整備 スケ ジュ ー ル 一 
画 分 野 区 分 画 海岸 保全 施設 の 細分 項目 
県 民生 活 に 身近 な 主要 8 分 野 を 記載 。 ・ 港 湾 海 岸 は 、 港 湾 区 域 に 隣接 する な ど 、 港 湾 管 理 者 が 管理 する 海岸 。 
一 sw 紀 ・ 農 地 海 岸 は 、 背後 に 農地 を 有する 海岸 。 
ie ET * ド OO | 当 当 : 林 野 海 岸 は 、 防 海 林 な どの 保安 本 を 有する 海岸 。 

45 海 岸 で 堤防 res 中 海岸 マト ヒッ ーー A a 1S と < さ ッ ンー LE 
は 電 EE 人 汶 ・ 漁 港 海岸 は 、 漁 港 区 域 に 隣接 する な ど 、 漁 港 管理 者 が 管理 する 海岸 。 
岩 。| 中 束 人 去 实 施 eR GO OS ・ 一 般 海岸 は 、 上 記 以 外 の 海岸 の うち 、 海 岸 保 全 区 域 に 指定 され た 海岸 。 

tm 
農 FE = 
ag BE ( 炎 害 复 旧 ) 8 
野 電 O16 海岸 で 防 湖 電 ・ 防 湊 林 等 a isi los EE 源 港 海岸 | 防潮 堤 =Okm、 = 工事 > 
| Em 防 清 坦 ・ 防 本 等 の 復旧 古代 工事 漁港 海岸 で 人 = 
= 市 |6 OO 港 海岸 | 防 湖 堤 L=Okn、 エ 事 > 
区 | 55 尖 央 ( 归 24 交 .市 村 记名 刘 策 ,施工 兴 久 ( 浊 防 于 和 | 水門 N=O 基 他 に a 
海 | 2 海岸 ) で 防潮 場 等 の 復旧 ・ F = 
关 | 誤 備 を 実施 防潮 坦 等 の 復旧 ・ 束 供 工 事 00 ET 
|O 19 地 区 で 土地 区 画 整 理事 復興 道路 国 |A OO 沿岸 道路 
es 事業 準備 住民 合意 (復興 計画 筑 定 等 )、 事 業 計画 手続き (都市 計画 決定 等 )、 調 査 、 設 計 等 人 DO 本 HO.O.0「OO イ ンタ ー 線 」 供 用 開始 
復 | 業 を 実施 
* Re 工事 復興 支援 道路 ョ C 国道 OO 号 IOO 加 HO.O.O 供 用 开始 
OO 10 地 区 で 津 点 整 県 ーーーー ー 一 
有 備 事業 を 実施 復興 関連 道路 D a 00~00 測量 、 設 計 、 必 地 真 収 等 を 行い 、 
ち づ つくり と に 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 开始 ) :Oha 用 地 、 設 計 等 
備 土地 区 画 整理 a OO 地区 対象 戸数 : 〇 戸 復旧 工事 の 完了 や 復興 道路 の 供用 、 
太 工 事 \ ci ム = 
(発火 後 新規 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 画 工 事 の 着工 と 完成 a 公営 住宅 の 入居 開始 等 を 記載 。 
TSM a ee 防災 人 移転 | | 工事 に 着工 し た 箇所 は 太 、 完 成 psa 
(起 业 事 入 2 衝 穫 し た 箇所 は 完成 年 月 を 表示 。 ーー 
まち づく り | 津波 復興 拠点 : 
(结伙 后 新 规 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 
兆 業 集落 防災 | |。 OO 区 。 |:O 戸 
(継続 事業 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 機能 強化 ( 民 〇 戸 ・ 公 〇 戸 ) 女工 事 
まち づく り 由 
に 県 11 ( つ )OO 線 ”|oo 測量 、 設 計 
測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (到 連携 道路 i 
ee ( 発 後 新規 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 落 手 《逐次 供用 并 始 ) 津波 防護 の 機能 が 発現 され た 時 期 
復興 関連 道路 を 整備 PT で 3 用 地 .工事 四 推进 (逐次 供用 并 始 ) 画 住 宅 再建 の 時 期 ・ ま ち づ く り 連 携 道路 、 復興 道路 等 : 
道路 が 供用 開始 され た 時 基 
EN 人 宅 ・ 宅 地 供給 数 を 8 ・ 復 興 ま ち づ く り ( 宅 地 整 備 を 伴う も の ) : 
炎 害 公 = 回 DRo 万 地 辿 備 う : 
(県 ) 、 后 ES 
|O 県 及び 市 町 村 の 全体 で 和 人 を |『 民 J 自 力 再建 等 の 宅地 数 住宅 が 再建 可能 と な っ た 時 期 
戸 の 災害 公営 a gs 
tg 用 地 、 設 計 等 『 公 』 人 災害 公営 住宅 の 戸数 EE 
Suh 事 (3.006 戸 の 整備 を 予定 ) ( 防 :OO 地 区 ) | 戸数 : 〇 戸 二 = 
| | 工事 (3.006 戸 の : (漁港 災害 ) D> 画 終 期 ( 二 重 表示 ) 
応急 対策 、 施 工夫 備 ( 防 波 電 設計 等) 県 |① OO 漁港 。 | 防波堤 =Om、 ER 終期 が 未定 又は 令 和 2 年 度 を 越え る 
村 77 漁 港 ) 防波堤、 岸 壁 O ーーー 6 8 岸 壁 L 二 Om 他 站 
復旧 ・ 整 備 を 実施 防波堤 、 岸 壁 等 の 復旧 ・ 整 備 工 事 漁 港 合 、 二 重 に 表示 。 
市 |@ oO 浙 港 | 漁港 供 害 ) し > 
( 国 ) 1 防波堤 L=Om 他 
施工 準備 TTY 
en 湾口 防波堤 の 復旧 ・ 整 備 工 事 (大 船渡 港 ) ( 宫 古 港 -金石 港 ) (久慈 港 ) R10 完成 予定 > OO 防波堤 の 女工 事 る R10 完成 目標 >> 
岸壁 な どの 復旧 ・ (県 ) 港 湾 (災害 復旧 ) EE 
備 を 実施 es C0 [aE 画 更 新 箇所 
防波堤 、 岸 星 等 中 复 旧 , 整 全 工事 一 部 の 物 揚場 等 3 0m 物 揚場 に Om 更 新 前 只 地 
前 の エ バー チャ ー 
es ーー ユ 画 炎 害 公営 住宅 の 整備 手法 を 青 点 線 で 表示 。 
= 直接 建設 』 直接 整備 を 実施 
用 地 、 設 i x ミル ミ 、 
『 設 計 ・ 施 エー 括 選 定 』 設 計 ・ 施 工業 者 を 一 括 選 定 
(市 町 村 ) Es 0 am 
・『 買 取 』 民間 事業 者 が 建設 し た 公営 住宅 を 買い 取り 
高等 学校 末 时 ce さ J ー 一 | 
CD も ーー 『 敷 地 提案 型 買取 』 民間 事業 者 が 提案 し た 敷地 と 共 | 
施 (協議 調整 中 の も の を 含む) 公営 住宅 を 買い 取り 












































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


海 と 高原 の 絆 、 未 来 へ 確か な 復興 


一 
る 


于 0 い 


3 復興 道路 等 


1 復興 道路 


A 三陸 沿岸 道路 
洋 野 階 上 道路 
( 侍 浜 て 階 上 ) 


る H25.9.12 起 エ 式 


基準 日 : 令 和 元 年 9 月 30 日 
( 令 和 元 年 11 月 21 日 公表 ) 








13. 復興 道路 等 





3. 復 興 関 連 道路 |2. 








C (一) 明戸 八木 線 
小田 の 沢 

















を H31.3 着 エ 














完成 箇所 数 割合 


海岸 保全 施設 
100% 


復興 まち づく り 











社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロー ド マ ッ プ 


【 完 成 箇所 一 覧 表 】 


(災害 復旧 ) 根 固 工 V=92m* 他 
(災害 復旧 ) 消 波 エエ L=220m 
(災害 復旧 ) 護岸 =87m 他 


(災害 復旧 ) 根 固 工 V=92m* 他 





県 |7 种 市 渔港 海岸 (災害 復旧 ) 陸 間 N=1 基 、 水 門 N=4 基 


災害 公営 住宅 ア 八木 北 (単独 ) 木造 平屋 戸数 :4 戸 
漁港 災害 ) 防波堤 L=106m 他 
港 災 害 ) 防波堤 L=10m 
港 災 害 ) 護 岸 N=1 式 他 
港 災 害 ) 船 揚場 L=22m 他 
港 災 害 ) 船 揚場 N=1 式 
災害 ) 防波堤 L=69m、 船 揚場 L=8m 他 
災害 ) 防波堤 L=101m、 岸 壁 =14m 他 
港 災 害 ) 防波堤 L=85m 他 
漁港 災害 ) 防波堤 L=45m 他 
(災害 復旧 ) 防波堤 =162m、-4.5m 岸 壁 ! に 159m 他 
災害 復旧 ) 第 2 防波堤 L=13m、1 号 護岸 L=57.8m 





OS SSH 
ot 




















于 | 六 
氷 | 虹 
に 
図 | 図 


八木 地区 の 宅地 温 上 工事 (漁業 集落 防災 機能 強化 事業 ) 。 





基准 日 : 信和 元 年 9 月 30 日 


社会 資本 の 復旧 の 復興 口 ド マツ ph 条 | ( 令 和 元 年 11 月 21 日 公表 ) 
| 新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 


(三陸 高潮 ) 
1 海岸 保全 施設 |1 .一般 海岸 」 1 久慈 川 De 








に (三陸 高潮 ) 
1 海岸 保全 施設 |1 一 般 海岸 . 2 夏井 川 防 湖 電 0 8lm 





Mn ma retire 
; nt - 5 SW 三 陆 治 岸 道 
Ai ETA 4 | 1 OR EY. feo 3. 復 興 道 路 等 |1. 復 興 道路 1 PT 
ニーズ 人 侍 浜 南 IC( 仮 ) NR (久慈 北 ~ 侍 浜 ) 

/ さっ 5 全う A 三陸 沿岸 道路 


‘A a ; py) a た くる 3 復興 道路 等 1 復興 道路 1 野人 親和 i 


る H24.8.3 




















D (一) 野田 長 内 線 = 
3 復興 道路 等 13 関連 道路 4 小袖 大 尻 




















港湾 熙 港 湾 口 防 泪 和 | EC 
6. 港 5 2 久慈 {| 湾口 防波堤 炎 害 復旧 ) ュ 完成 目标 
eh 























区 下 9 





人 六 完成 箇所 数 割合 
へ 5 (等 田 長 内 線 。 RR 海岸 保全 施設 


復興 まち づく り 


復興 道路 等 


災害 公営 住宅 








平 22 業 使 、 第 214-26939 号 








> 2 2 基準 日 : NO Sa 
社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 完 \ HE 


新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 
【 完 成 箇所 一 覧 表 】 


(災害 復旧 ) 離 岸 坦 


久慈 港 海岸 ( 玉 の 脇 ) 





(災害 復旧 ) 防潮 堤 L=0.3km、 水門 N=1 基 
対象 戸数 :14 戸 ( 民 9 戸 ・ 公 5 戸 ) 
> , 元 木 3 対象 戸数 :5 戸 ( 民 2 戸 ・ 公 3 戸 ) 
漁業 集落 防災 
復興 まち づく り | 漁業 集落 防災 対象 戸数 .3 戸 ( 民 3 戸 ) 
対象 戸数 :4 戸 ( 民 1 戸 ・ 公 3 戸 ) 



































害 ) 防波堤 [=162m、 岸壁 L 三 93m 他 
害 ) 用 地 N=1 式 他 

害 ) 護 岸 N=1 式 他 

害 ) 防波堤 L=11m 他 

害 )-3m 岸 壁 N=1 式 他 

害 ) 防波堤 L=29m 他 








(災害 復旧 )-4.5m 岸 壁 し =180m、-6.0m 岸 壁 し =497m、-2.0m 物 揚場 [=-105m 

(災害 復旧 ) 諏訪 下 防波堤 L=5.0m、 外 防波堤 L=293m、-7.5m 岸 壁 !=281.6m、-10.0m 岸 壁 L=23.7m 
(災害 復旧 ) 外 防 波 堤 L=297m、 北 防波堤 =152m、 内 防波堤 L=95m、 物 揚場 LE=51m 

(災害 復旧 ) 半 崎 防波堤 =23m、 波 除 堤 L=40m、-4.0m 物 揚場 L=69m、 船 揚場 L=48m 




















久慈 湊 漁 港 海岸 防潮 堤 : 害 公営 住宅 久慈 湊 ・ 大 崎 地区 





基準 日 : 信和 元 年 9 月 30 日 
〈 邻 和 元 年 11 月 21 日 公 表 ) 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


安全 ・ 安 心 で 活力 ある むら づく り 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km、 
水門 等 N=2 基 他 


(海岸 高 潮 ) 
防潮 堤 L=0.4km 





1 海岸 保全 施 设 4 米田 海岸 





A 三陸 沿岸 道路 
3. 復興 道路 等 括 野田 久慈 道路 
(普代 ー 久 慈 ) 





















































-i 


玉川 是 沼 谢 


一 乎 22 入 使 、 第 2126936 曲 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 上 “ 


【 完 成 箇所 一 覧 表 】 
1 宇部 川 


海岸 保全 施設 


基準 日 : 令 和 元 年 9 月 30 日 
( 令 和 元 年 11 月 21 日 公表 ) 


日 


( 炎 害 復旧 ) 水門 設備 1 式 他 
(災害 復旧 ) 防潮 堤 L=0.2km、 水門 等 N=4 基 他 
(災害 復旧 ) 水門 設備 等 1 式 他 





( 海 


ミル <<< = 所 
設 災 害 ) 





沢地 区 








1 ( 主 ) 野 田山 形 線 野田 
2 (一 ) 安 家 玉 川 線 下 安家 

















防災 集団 移転 促進 事業 (城内 地区 ) 





N= lp emo | 


渔业 集落 防 伙 机 能 强化 事业 (下 安家 地 区 (山上 他 ) ) 





基準 日 : 令 和 元 年 9 月 30 日 


社会 資本 の 復旧 復興 口 a ド マ ッ ph 所 ( 令 和 元 年 11 月 21 日 公表 ) 


あす へ の 一 歩 青い 海 (水産 業 ) の 復興 へ 


A 三陸 沿岸 道路 
野田 久慈 道路 
(普代 一 久慈) 





A 三陸 沿岸 道路 
尾 肝要 普代 道路 る H25.11 
(田野 畑 北 普代 ) 















































に 


普代 北 iC( 仮 】 


の CT いも 
AT が そ で 
MY 

で 1 FB 





| 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


あす へ の 一 歩 


青い 海 (水産 業 ) の 復興 へ 


【 完 成 箇所 一 覧 表 】 





1 宇 留 部 海岸 
上 


( 炎 害 复 旧 ) 
(災害 復旧 ) 


水門 設備 1 式 他 
防潮 堤 L=0.1km 他 


(県 単 治水 事業 ) 陸 間 N=1 基 


(海岸 危機 ) 


H24.10 
H25.10 


陸 間 等 遠隔 操作 化 N=2 基 


| | H25.10 





一 H29.1 
H25.10 








堀内 地区 避難 路 (漁業 集落 防災 機能 強化 事業 ) 





防波堤 ! に 77m 他 





波 堤 N=1 ヨ 
防波堤 し =285m、 岸壁 し =36m 他 一 H25.10 
波 堤 L= H25. 7 


| |H24.6 | 
| \H23.9 | 


沢地 区 選 牙 ( 涼 集 訪 人 能 人 事業 


基準 日 : 信和 元 年 9 月 30 日 
( 令 和 元 年 11 月 21 日 公表 ) 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ LE 


心 を ひと つ に 未来 に 向け た 復興 


3—1 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km 
3 一 2 (海岸 高 潮 ) 
島 の 越 防潮 堤 L=0.1km、 
(松前 川 地区 ) | 水門 N=1 基 


4 平井 加 (災害 復旧 ) 


1 海岸 保全 施設 |4 漁 港 海岸 | 漁港 海岸 下 
水 门 N=1 





1 海岸 保全 施 设 |4 漁 港 海岸 











2 ( 主 ) 岩 泉 


2 復興 ま ち づ く り |5. ま ち 連 携 道路 A 
島 


A 三陸 沿岸 道路 
3 復興 道路 等 |1. 复 办 道路 」 尾 肝 要 普 代 道路 | or25.11.18 起 I 式 | 
《田野 烟 北 一 普 代 ) 
A 三陸 沿岸 道路 
3 復興 道路 等 | 1 復興 道路 1 田野 烟 道路 
(田野 畑 南 一 尾 肝要 ) 



























































i 
eee 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


人 の 


| 心 を ひと つ に 未来 に 向け た 復興 
【 完 成 箇所 一 覧 表 】 


EE i 1 唱 之 起 海 怕 (海岸 危機 ) 防潮 場 し =0.04km、 水門 等 N=2 基 
海岸 保全 施設 | 一 県 [2 明戸 海岸 (災害 復旧 ) 防潮 提 L=0 4km 


漁業 集落 防災 | ” 村 | 奴 质 地 区 対象 戸数 : 50 戸 ( 民 23 戸 ・ 公 27 戸 ) 

復興 まち づく り ヒー b 島 越 地 区 対象 戸数 :72 戸 ( 民 38 戸 ・ 公 34 戸 ) 
まち 連携 道路 1 ( 主 ) 岩 泉 平井 賀 普代 線 明戸 
i 2 3 ( 主 ) 岩 泉 平井 賀 普 代 線 縮 賀 


復興 道路 A 三陸 沿岸 道路 尾 肝 要 道 路 
B (一) 田野 畑 岩 泉 線 室 場 
復興 道路 等 | 関連 道路 県 |B (一) 田野 畑 岩 泉 線 室 場 の 2 


B (一 ) 田野畑 岩泉 線 一 の 渡 





| |① 島 の 越 漁港 


各 L=155m 
L=125m、 岸壁 L=101m 他 





心 は ひと つ いのち の 海 に 未来 を 拓く 岩 


> み の ぶ 基準 日 : dsa 
社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


Po [Em se os es es el ssl sl Es | is ss es 
※ 宮 古市 の 復興 支 - : 

援 道路 ・ 国 道 340 号 

押 角 峠 と 同一 箇所 





[で 園 道 340 号 押 角 幅 ] 





内 ^ | 基 淮 日 : 令 和 元 年 9 月 30 日 
社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ [: 成 箇 | 
| 心 は ひと つ いのち の 海 に 未来 を 拓く 岩泉 


【 完 成 箇所 一 覧 表 】 





一 般 海岸 1 小 本 川 (三陸 高潮 ) 防潮 堤 L=0.2km 
海岸 保全 施設 各 7 (災害 復旧 ) 防潮 堤 L=0.3km 
98 漁港 海岸 每 岸 災害 復旧 ) 防潮 坦 L=0.1km 
CE (災害 復旧 ) 防潮 堤 L=0.2km 
対象 戸数 :59 戸 ( 民 59 戸 ) 
A 三陸 沿岸 道路 田老 岩泉 道路 (田老 北 ~ 岩 泉 龍泉 洞 ) 
B ( 主 ) 久 慈 岩泉 線 龍泉 洞 
B ( 主 ) 久 慈 岩泉 線 大 月 幅 
了 森 の 越 (単独 ) 木造 戸数 :15 戸 











漁 


た 





洪 a 
医科 診療 所 小 本 診療 所 








PPYTY 


小 本 小学 校 ・ 小 本 中 学校 ( 小 本 小学 校 及び 小 本 中 学校 移転 復旧 事業 ) 町 営 住宅 小 本 団地 (災害 公営 住宅 整備 事業 ) 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロー ド マ ッ プ COAT 
市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 


デー 1 海岸 保全 施 设 | 一 般 海岸 1 1 摄 待 海岸 防潮 坦 L=0.1km、 
水 门 N=1 基 





N ゃ (災害 復旧 ) 
( ) 田老 北 IQ 1 海岸 保全 施設 |1. 一 般 海岸 1 11 田代 川 水門 N=1 基 


1 海 央 保全 施設 | 一般 海 岸 2 県 12 明 伊 川 区 








(災害 復旧 ) 


半田 老 真崎 海岸 1C 1 海岸 保全 施 设 |4 当 海岸 | HE 了 電 に 12Km、 
い で % に ーー 本 
0 16 田老 漁港 海岸 2 複 興 まち づく り |5 まち 連携 道路 2 AR 


wr 2 に 9 Do se の 11 田代 川 2 復興 まち づく り |5 ま ち 連 携 道路 | 二 二 六 
SN 、 。 画 | 田 吉 南 IC er 

こ 更 sc 
ー # | ~ y 7 3 復興 道路 等 | 復興 道路 | 古田 老道 
す ー ※ 地 図 外 : = と 


C 国道 340 号 押 角 幅 i pe Na : 3 往届 肖 路 等 。 | 复员 路 | 国富 让 共计 中 




















国 田 老 真 崎 海岸 IC 一 田 老 北 IC。H30.3.21 供 用 开始 





一 て (宮古 一 箱 石 ) 
陸 沿 岸 道路 y ees 日 宮古 盛岡 横断 道路 
っ = V 3. 復 興 道路 等 “|1. 复 办 道路 1 平津 戸松 草 道路 
3 2 (平津 万 -岩井 ~ 松 草 ) に = 





Es = 
ーー に ビービー ーーー 
| $ H26.8.24 起 エ 式 | 


B 宮古 盛岡 横断 道路 
区 界 道路 
(区 界 一 策 川 ) 





C 国道 340 号 
押 角 峠 
※ 涯 泉町 の 衝 和 支援 


道路 ・ 国 道 340 号 押 角 
峠 と 同一 箇所 















































sss 
pS A 


SS の 
Q Ce 


中 


SN 本 | 。 、.、 に (生葉 半島 線 ( 旱 ) 


oN 


1 平 22 業 使 、 第 214-26939 号 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


| 市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 
【 完 成 箇所 一 覧 表 】 





災害 復旧 ) 防 潮 堤 ! に 1.0km、 水 門 等 N=4 基 
海岸 危機 ) 水 門 等 遠隔 操作 化 N=1 基 








沿岸 道路 田老 岩泉 道路 (田老 北 ~ 岩 泉 龍 泉 洞 ) 
台 岸 道路 宮古 道路 (宮古 中 央 イン ター 線 ) 


基準 日 : 令 和 元 年 9 月 30 日 
〈 邻 和 元 年 11 月 21 日 公 表 ) 











(災害 復旧 ) 防 潮 堤 ! に 0.7km、 水 門 等 N=7 基 
( 放 岸 旬 1 講和 作 化 N=1 基 


陸 浴 岸 道路 山田 宮古 道路 (山田 宮古 南 ) 








宮古 盛岡 横断 道路 宮古 西 道 路 


由 中 | 田 








国道 340 号 小 国 








国道 340 号 和 井 内 道路 











国道 340 号 立 丸 幅 





( 主 ) 重 茂 半島 線 白浜 < 堀内 











宮古 市 道北 部 環状 線 山口 

















(一 ) 津軽 石 停車 場 線 津軽 石 
本 町 (単独 ) 


RC 造 8 階 戸数 :34 戸 


に 
NB 
bd ll bad tad A a bd 5 
ND 








RC 造 4 階 戸数 :23 戸 








13 浅川 





農地 海岸 14 宮古 大 沢 海岸 


西町 (単独 ) 
津軽 石 ) 
上 村 ( 単 独 ) 


RGC 造 5 階 戸数 :35 戸 
RC 造 4 階 戸数 :24 戸 


エエ に に に に 
NISISNISIN|S 
Ed es 








林野 海岸 15 摄 待 地 区 _ 


上 鼻 ( 単 独 ) 


RC 造 4 階 戸数 :24 戸 








八木 沢 (単独 ) 


RC 造 5 階 戸数 :42 戸 








漁港 海岸 





佐原 (単独 ) 


RC 造 5 階 戸数 :50 戸 








土地 区 画 区 域 面積 19.0ha 対 象 戸 数 : 220 戸 ( 民 180 戸 ・ 公 40 戸 ) 


磯 鶏 ( 単 独 ) 


S 造 2 階 戸数 :30 戸 








整理 鈴 ヶ 崎 ・ 光 区 域 面積 23.8ha 数 :270 戸 ( 民 230 戸 ・ 公 40 戸 ) 


対象 戸数 :30 戸 ( 民 6 戸 ・ 公 24 戸 ) 


宮 町 (単独) 
鴨 崎 町 (単独 ) 


s 造 3 階 戸数 :20 戸 
S 造 3 階 戸数 :20 戸 























(⑱ 川 代 漁港 


5m、 岸 壁 し =100m 他 
m、 岸 壁 =45m 他 











竜神 崎 防波堤 





害 復旧 ) 防波堤! に 400m 概 成 

















対象 戸数 :52 戸 ( 民 40 戸 ・ 公 12 戸 ) 


田 (単独 ) 
西町 (その 2) (単独 ) 


S 造 3 障 戸数 :17 戸 
RC 造 5 階 戸数 :30 戸 


エ | エ に [に に 
NINISISIS 
band ed hol ES に 4 

ゥ ト lelelels。slec ト lelsle 


出崎 地区 


; 害 复 旧 ) 出 崎 防 波 坦 (2)L= 20m 











浜 地 | 
之 脇 地区 (津軽 石 ) 対象 戸数 :12 戸 ( 民 1 





lg 赤 前 地区 対象 戸数 45 戸 ( 民 45 戸 ) 


田老 (高台 ) ( 防 : 田老 地区 ) 
田老 (区 : 田 老 地区 ) 


造 戸数 :36 戸 
RC 造 5 階 戸数 :40 戸 


工 
四 

に に トド 
ら 








h 津軽 石 地区 区 域 面積 : 約 1.2ha 


田老 (高台 II) ( 防 : 田 老 地 区 ) 


木造 戸数 :35 戸 


过 
NS 
名 | 


銭 ヶ 崎 地 区 
日 立 浜 地 区 


(災害 復旧 ) 閉 伊川 -1.5m 物 揚場 し =295m、 

に 3.0m 物 揚場 [=728m 

(災害 復旧 )-4.5m 岸 壁 し =240m、-2.0m 物 揚場 し =101m、 
船 揚場 (1)L=228m、 船 揚場 (2)L=84m 











i 中 心 市 街 地 地区 


崎山 ( 防 : 崎山 地区) 


RG 造 4 階 戸数 :24 戸 








性 待 地区 
k 小堀 内 地区 
| 浦 の 沢 ・ 追 切 地区 


日 の 出町 (単独 ) 
港町 (区 : 鈴 ヶ 崎 地区 ) 


高浜 地区 


(災害 復旧 ) 防 波 堤 ( 北 )L=250.2m、 防 波 堤 ( 南 )L=200m、 
に 2.0m 物 揚場 (1)、(2)L=200m 他 








黒田 町 (単独 ) 


藤原 地区 


(災害 復旧 ) 船 揚場 し =50m、 培 頭 保安 設備 L=1.250m 











Im 音 部 地区 





In 重 茂 地区 対象 戸数 :21 戸 ( 民 17 戸 ・ 公 4 戸 ) 





lo 千 鶏 地区 対象 戸数 :3 戸 ( 民 3 戸 ) 





p 女 遊 戸 地区 集落 道 他 





q 石浜 地区 対象 戸数 :2 戸 ( 民 2 戸 ) 





r 田老 野原 地区 集落 道 、 用 地 造成 


TIwRSEEREIDNTISEBHSNIRNRTNImEIoloem>>[>| 


町 MI 
西 ケ 丘 (単独 ) 


高浜 (単独 ) 
金 浜 ( 防 : 金 浜 地区 ) 
赤 前 (単独 ) 





神林 地区 


(災害 復旧 ) 南 防波堤 L=112m、 防 波 堤 L=31m、 
に 2.0m 物 揚場 [=181m 他 





浄土 ヶ 浜 地区 


(災害 復旧 ) 防 波 堤 L=89m、-2.0m 物 揚場 L=44m、 
さん 橋 L=70m 




















重 茂 ( 漁 : 重 茂 地区 ) 








1 ( 主 ) 重 茂 半島 線 熊 の 平 一 堀内 
2 ( 主 ) 重 茂 半 堀内 一 津軽 石 
3 (一 ) 崎 山宮 古 線 鈴 ヶ 崎 

5 ( 主 ) 重 茂 半島 線 千 鶏 


SI 


近 内 ①( 単 独 ) 








近 内 ②( 単 独 ) 




















7 ( 主 ) 重 茂 半島 線 川 代 








田老 三 王 団地 (田老 地区 防災 集団 移転 促進 事業 ) 


国保 田老 診療 所 





診療 所 施設 整備 








ク の e 基準 日 : 令 和 元 年 9 月 30 
社会 資本 の 復旧 = 復興 口 ド マツ ph | (信和 元 年 11 月 21 晶 公家， 


みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 笑顔 、 元 気 な 産業 、 碧 い 海 と と も に 暮らす 町 


3 (三陸 高潮 ) 
1 海岸 保全 施設 1 大 沢川 水門 N=1 基 











(三陸 高潮 ) 
1 海岸 保全 施設 2 関口 川 水門 N=1 基 








1 海岸 保全 施 设 | 3 織 算 川 RA 





8 一 1 (災害 復旧 ) 
大 沢 漁港 海岸 | 防潮 堤 !=2.4km 





1 海岸 保全 施設 
i (海岸 高 潮 ) 
防潮 堤 L=0.5km 





大 沢 
( 熊 ヶ 崎 地区 他 ) 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.6km、 
水門 N=1 基 
1 海岸 保全 施設 |4 漁 港 海岸 





店 (海岸 高 湖 ) 
(柳沢 地区 ) 防潮 堤 L=0.6km 





に 


1 ( 主 ) 重 茂 半 島 線 ( 大 沢 浜 川 目 | 1 海岸 保全 施設 4 漁港 海岸 M 10 大 浦 漁港 海岸 | 








+ 
て 四 Ee 11 (災害 復旧 ) 
1 海岸 保全 施設 |4. 漁 港 海岸 船 越 渔港 海岸 | 防潮 堤 =1.5km 











和 3 (災害 復旧 ) 
1 海岸 保全 施 设 [4 漁港 海岸 1 12 机 符 光 港 海岸 | 防潮 担 t=14km 


\ 








2 複 興 まち づく り |1 土 地区 画 整 理 |3」 寺地 区 、 区域 面積:25ha 


8 大沢 漁港 海 涯 | 


《 < が 


和 6 























1 ( 主 ) 重 茂 半島 線 
大 沢 ~ 浜 川 目 


























NM 8 有 有 = 2 複 興 まち づく り |5 ま ちら 連携 道路 





ーー 3 織 笠 川 


平 22 業 使 、 第 214-26939 号 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 山 田町 完成 箇所 】 


| みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 笑顔 、 元 元気 な 産業 、 碧 い 海 と と も に 暮らす 町 





【 完 成 筒 所 一 覧 表 】 
に 完成 又は 
"等 事業 主体 路線 ・ 箇 所 名 等 供用 开始 等 时 期 


一 般 海岸 4 _ 船 越南 海岸 (災害 復旧 ) 防 : 8 H30. 3 
農地 海岸 5_ 浦 の 浜 海岸 (海岸 保全 施設 災害 ) 防 潮 堤 [=0.6km、 水 門 等 N 三 1 基 H30. 3 
6 小谷 鳥海 岸 (海岸 保全 施設 災害 ) 防 潮 堤 L=0.4km、 水 門 等 N 三 3 基 H29. 3 
林野 海岸 7 浦 の 浜 地区 (治山 施設 災害 ) 防潮 堤 L=0.4km H25. 3 
a 大 沢地 区 区 域 面積 :6.5ha、 対象 戸数 : 139 戸 ( 民 139 戸 ) H28.10 
土地 区 画 b 山田 地区 区 域 面 積 :20.3ha、 対象 戸数 :619 戸 ( 民 473 戸 、 公 146 戸 ) H31. 2 
整理 c 織 笠 地区 区 域 面積 : 2.5ha、 対 象 戸数 : 47 戸 ( 民 47 戸 ) H28. 5 
d 山田 国道 45 号 周辺 地区 区 域 面 積 :19.8ha 
f 山田 地区 対象 戸数 :129 戸 ( 民 93 戸 ・ 公 36 戸 ) 
防災 集団 g 織 笠 地 区 対象 戸数 :170 戸 ( 民 148 戸 ・ 公 22 戸 ) 
移転 h 船越 ・ 田 の 浜 地区 対象 戸数 :210 戸 ( 民 144 戸 ・ 公 66 戸 ) 
i 小谷 鳥 地区 対象 戸数 :3 戸 ( 民 3 戸 ) 
， (中 心 市 街 地 エ リア ) 区 域 面積 :3.1ha 
EE (公共 防災 エリ ア ) 区 域 面積 .3.5ha 
k 大 沢地 区 対象 戸数 :151 戸 ( 民 136 戸 ・ 公 15 戸 ) 
; 対象 戸数 :8 戸 ( 民 8 戸 ) 
































津波 復興 











We 豊 間 根 
ア 豊 間 根 (単独 ) 1 
イ 大 沢 ( 単 独 ) 
ウ 北浜 (単独 ) 











キ 船越 第 1( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 

ク 田 の 浜 ( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 

ケ 長 林 ( 防 : 般 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 

コ 船越 第 8( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 
条 団 地 ( 単 独 ) 

シ 山田 中 央 (区 : 山 田地 区 ) 時 数 146 戸 

又 大沢 小学 校 脇 ( 漁 : 大沢 地区) 造 、 戸 数 : 
































テ 長崎 第 2-1( 単 独 ) 
テ 長崎 第 2- 2( 単 独 ) 





害 ) 防波堤 L=1.360m、 岸 壁 L=1.417m 他 

害 ) 防波堤 L=913m、 岸壁 L 三 2.376m 他 

害 ) 防波堤 =424m、 岸壁 し =1,286m 他 , eS 

害 ) 防波堤 L=1.398m、 岸 壁 L 三 2.346m に 上 a ーー 

628m ne 675m 他 災害 公営 住宅 山田 中 央 団地 
漁港 災害 ) 防波堤 l に 348m、 岸 壁 L 三 176m 他 

病院 病院 (RC 造 ) 

小 学 校 1 es: (災害 復旧 ) 移転 


























社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


海 の 見 える つい 散歩 し た く な る こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 


1 海岸 保全 施設 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km、 
水門 等 N=1 基 


基準 日 : 信和 元 年 9 月 30 日 
〈 邻 和 元 年 11 月 21 日 公 表 ) 





1 海岸 保全 施設 


小 鎖 川 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 等 N=1 基 











1 海岸 保全 施 设 


吉 里 吉 里 
漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 =0.9km 





海岸 保全 施設 |4 渔 港 海岸 


大 楼 渔港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 =2.0km 





12. 復興 まち づく り 13 津波 復興 拠点 


区 域 面積 
安 渡 地 区 (19.9ha) 





2. 復 興 ま ち づ く り |4 漁 業 集落 防災 


吉里 吉里 地区 


漁業 集落 排水 施設 
他 





12. 復興 まち づく り |4 漁 業 集落 防災 


ab 安 渡 地区 


集落 道 他 








4 災害 公営 住宅 














二 赤 浜 ① 団 地 
( 防 : 赤 浜 地区 ) 


本 造 









































2 小 合川 


0 


直人 鍵 康 同 直せ ンタ 
ペグ ュー 一 人 


業 使 、 第 214-26939 号 








社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


海 の 見 える つい 散歩 し た く な る こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 


【 完 成 箇所 一 


覧 表 】 


基準 日 : 信和 元 年 9 月 30 日 
( 令 和 元 年 11 月 21 日 公表 ) 








海岸 保全 | 到 
施設 林野 海岸 


3 浪 板 地区 


治山 施設 災害 ) 防潮 堤 L=0.4km 


吉里 吉里 (単独 ) 


RC 造 5 階 、 戸 数 :34 戸 





大 構 ( 本 内 ) (単独 ) 


木造 、 戸 数 :24 戸 








土地 区 画 
整理 


対象 戸数 71 戸 ( 民 110 戸 - 公 61 戸 ) 
区 域 面積 :7.7ha、 対 象 戸数 : 147 戸 ( 民 147 戸 ) 


大 槍 (屋敷 前 ) (単独 ) 


RC 人 造 5 階 、 戸 数 :151 戸 





安 渡 (C) (区 : 安 渡 地区 ) 


RG 人造 5 階 、 戸 数 : 23 戸 





三 枚 堂 (単独 ) 


木造 、 戸 数 :97 戸 














区 域 面積 : 9.1ha、 対 象 戸 数 :219 戸 ( 民 200 戸 ・ 公 19 戸 ) 


町 方 1( 共 同 ) (区 : 町 方 地区 ) 


RC 人造 、 戸 数 :23 戸 











津波 復興 
拠点 


区 域 面 積 :4.4ha 


























象 戸 数 :18 戸 ( 民 11 戸 ・ 公 7 戸 ) 
象 戸数 4 戸 ( 民 24 戸 ・2 公 10 戸 ) 


町 方 2( 戸 区 : 町 方 地区 
町 方 2( 共 同 ) (区 : 町 方 地区 ) 


屋敷 前 (単独 ) 


造 、 戸 数 :38 戸 
RC 造 、 戸 数 :23 戸 


木造 、 戸 数 :21 戸 





大 ケロ 2 丁目 (単独 ) 





木造 2 階 、 戸 数 : 23 戸 








k 吉里 吉里 地区 (吉里 吉里 ② 団 地 ) 


和 全 象 戸 数 :18 戸 ( 民 18 戸 ) 0 


象 戸 数 :35 戸 ( 民 35 戸 ) 


社内 ①( 単 独 ) 





町 方 ( 未 広 町 )( 区 : 町 方 地区 ) 
町 方 (御社 地 )( 区 : 町 方 地区 ) 











吉里 吉里 地区 (吉里 吉里 ③ 団 地 ) 


象 戸 数 :13 戸 ( 民 13 戸 ) 


方 )( 区 : 地区 
町 方 D 東 -1( 区 : 町 方 地区 ) 








n 安 渡 地 区 














地 降 降 降 降 降 降 


I 5 
m 浪 板 地区 ( 浪 板 ① 団 地 ) 象 戸数 :11 戸 ( 民 11 戸 ) H27.6 


象 戸 数 :27 戸 ( 民 27 戸 ) 





o 安 渡 地区 ( 安 渡 ①E 地 ) 
渡 ② 団 地 ) 








象 戸 数 :13 戸 ( 民 13 戸 ) 


町 方 D 東 -2( 区 : 町 方 地区 ) 
町 方 D 東 -4( 区 : 町 方 地区 ) 
町 方 D 西 -7( 区 : 町 方 地区 
町 方 E-1( 区 : 町 方 地区 ) 











団地 

渡 ④ 団 地 ) 
s 町 方 ・ 小 枕 ・ 伸 松 地区 (寺野 
t 町 方 ・ 小 枕 ・ 伸 松 地区 (大 ヶ ロ 、 

















山 、 夏 本 、 本 内 、 屋 敷 前 団地 ) 


戸数 :10 戸 ( 民 10 戸 ) 
象 戸 数 :11 戸 ( 民 11 戸 ) 
象 戸 数 :138 戸 ( 民 100 戸 ・ 公 38 戸 ) 
象 戸 数 :65 戸 ( 民 65 戸 ) 


学 降 降 降 降 降 降 


町 方 E-2( 区 : 町 方 地区 ) 
町 方 E-3( 区 : 町 方 地区 ) 
町 方 (上 町 )( 区 : 町 方 地区 ) 





町 方 D 西 -6 (区 町 方 地区 ) 





町 方 D 西 -8 (区 : 町 方 地区 ) 





























・ 小 枕 ・ 伸 松 地区 (町 方 団地 ) 
\ 枕 ・ 伸 松 地区 ( 小 枕 団地 ) 
w_ 町 方 ・ 小 枕 ・ 伸 松 地区 (花輪 田地 区 ) 


象 戸数 :35 戸 ( 民 35 戸 ) 


数 :10 戸 ( 民 10 戸 ) 


町 方 F-1( 区 : 町 方 地区 ) 
町 方 F-2( 区 : 町 方 地区 ) 





町 方 F-3( 区 : 町 方 地区 ) 








aa 浪 板 地区 


数 :21 戸 ( 民 10 戸 ・ 公 11 戸 ) 





ac 赤 浜 地 
1 (一 ) 吉 里 吉里 釜石 線 赤 浜 





吉里 吉里 (A) (区 吉里 吉里 地区 ) 
吉里 吉里 (B1)( 区 : 吉 里 吉里 地区 ) 
吉里 吉里 (C1)( 区 : 吉 里 吉里 地区 ) 
赤 浜 ② 団 地 ( 防 : 赤 浜 地区 ) 

















A 三陸 沿岸 道路 釜石 山田 道路 





赤 浜 ⑥ 団 地 ( 防 : 赤 浜 地区 ) 





浪 板 ( 漁 : 浪 板 地区 ) 














BB ( 主 ) 大 横 小 国 線 土 坂 の 3 
吉里 吉里 漁港 
② 大权 渔港 








(漁港 災害 ) 防波堤 L=596m、 岸壁 し =753m 他 
(漁港 災害 ) 防波堤 L=1.486m、 岸 壁 L 三 2.582m 他 


浪 板 (1)( 単 独 ) 





渡 (A①)( 区 : 安 渡 地区 ) 
安 渡 (A②)( 区 : 安 渡 地区 ) 


























県 立 大 構 病 院 





病院 (RC 造 ) 、 医 師 公 舎 (RC 造 ) 、 職 員 公 含 (RC 人 造 ) 








渡 (A③) (区 : 安 渡 地区 ) 
安 渡 (B1)( 区 : 安 渡 地区 ) 





ykIAKKIRIIIHHRIFEFFERRRIE ド NRRR に に ドド に RAK は PRRHR は は IBERN 


渡 (B2)( 区 : 安 渡 地区 ) 

寺野 1( 防 : 寺 野地 区 ) 
2( 防 : 地区 

寺野 3( 防 : 寺 野地 区 ) 











ク 2 “ 基準 日 |: 滞 和 却 年 9 月 30 日 
社会 資本 の 復旧 = 復興 口 ーー ド マツ ph | ( 令 和 元 年 11 月 21 日 公表 ) 


三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が あふ れる まち 基 石 


(災害 復旧 ) 


1 海岸 保全 施設 |4 湾 海岸 箱 崎 渔港 海岸 | 防潮 坦 L=0ykm 











(災害 復旧 ) 


1 海岸 保全 施設 [4 漁港 海岸 | 而 石光 港 海岸 | 防潮 提 L=0.5kn 











15 室 浜 漁港 海岸 | ; ( 炎 害 复 旧 ) 


1 海岸 保全 施 设 |4 省 港 海岸 0 多 石 渔港 海 岸 | 防潮 坦 L=1 gkm 








開き 小 自 浜 (災害 復旧) 
1 海岸 保全 施設 |4 江 洪 海岸 。 rr 





| 1 海岸 保全 施 设 |4 漁 海岸 3 2 lt 寺 偽 


[2 再 石 沽 港 海岸 | i cgm 








で 1 海岸 保全 施設 |4 漁 港 海岸 " 平田 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 N=1 基 








2. 復 興 ま ち づ く り 13 津波 復興 拠点 |3. p 東部 地区 区 域 面積 : 16.1ha 











2. 復 興 ま ち づ く り |4 漁 業 集落 防災 |3: v 大 石 地区 集落 道 他 











2. 復 興 ま ち づ く り |4 漁 業 集落 防災 |3: w 新浜 町 地区 用 地 造成 他 























集落 排水 施設 整備 
2. 復 興 ま ち づ く り |4 漁 業 集落 防災 |3: ae 唐 丹 地区 3.353m 
処理 施設 整備 1 式 






































人 
“ 


. | 19 平田 漁港 海岸 


EE a …、. : i 
A : ’ 


x 


yr N 
NM 釜石 唐 丹 !C| 、 人 


平 22 业 使 、 第 214-26933 号 





へ の 。 2 ee ag Sa Be 
社会 資本 の 復旧 ・ 人 復興 ロー ド マ ッ プ | 

三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が か あふ れる まち 登 石 

【 完 成 筒 所 一 覧 表 】 





1 甲子 咱 も ① 箱崎 漁港 (漁港 災害) 防波堤 L=624m、 岸 壁 =889m 他 
- 5 自 浜 ( 鵜 ): 漁港 火 波 堤 L=505m、 岸 壁 L=504m 
天 本 E (③ 両 石 漁港 (漁港 災害 ) 防波堤 L=596m、 岸 壁 し =834m 他 
us 人 |@ 釜石 漁港 (漁港 災害 ) 防波堤 L=1.120m、 岸 壁 L=1.898m 他 
评注 应 災 . 娘 石 . 3 5 唐 丹 漁 5 (漁港 災害 ) 防波堤 L=623m、 岸 壁 =572m 
は 2 : 第 B 漁 : (漁港 災害 ) 防波堤 L=819m、 岸 壁 し =834m 他 
海岸 炎 1 \ 漁港 災 波 堤 L=163m、 岸 壁 =190m 他 
ERLE : 3 造 、 后 数 :69 瑟 江 片 岸 光 港 ”|( 光 港澳 害 ) 防波堤 [=72m、 府 壁 L=135m 他 
災 ぽ 9 > (漁港 災害 ) 防波堤 L=130m、 岸 壁 [=60m 
SE < た っ |⑩ 桑 ノ 浜 漁港 (漁港 災害 ) 防波堤 L=209m、 岸 壁 L=250m 
和 是 L= に 一 车 五 漁港 災 波 堤 L=76m、 岸 壁 L=304m 
釜 石 港 海岸 > MNO RC 造 4 階 、 戸 数 :13 戸 [@ 平田 漁港 。 |( 漁 港 冥 害 ) 防 波 坦 に 215m、 岩 壁 [=598m 
3 害 ) 防 清 堤 に 0.3km や 木造 、 戸 数 :14 戸 | 全 百 浜 ( 釜 ) 漁 港 | (漁港 炎 害 ) 防 波 坦 [=449m、 岸 璧 [=378m 
本 卿 海 央 吉 ) 防 光電 LE0.3km、 半生 
二 


漁港 災害 ) 防波堤 L=174m、 岸 壁 L=103m 

海岸 (⑮ 大 五 漁港 (漁港 災害 ) 防波堤 361m、 岸 壁 ! に 233m 
下 荒川 海岸 是 KN 二 6 A 湾口 防 波 堤 (直辖 炎 害 复 旧 ) 防波堤 =1.660m 

防潮 堤 L=0.3km、 水 門 等 N 三 3 基 a ; 人 波 坦 [= 
( 治 山 施 设 伙 害 复 旧 ) 防 湖 堤 =0.6km E 1 B 须 加 地 区 | 区 南波 電 に 266m、-40mi 且 物 提 、 
( 匡 定 复 旧 ) 防 潮 吉 L=04km - 木造 、 戸 8 T 十 彩 小 学 校 | (总 害 复 中) 移 吉 
到 8 造 5 階 、 戸 数 : 52 戸 2 粮 住 居 小 学 校 “| ( 伙 害 复 旧 ) 移 时 

区 戸 3 唐 丹 中 学 校 |( 抽 害 復 旧 ) 現 敷地 で 新築 

4 釜石 東 中 学校 |( 炎 害 復旧 ) 移 転 




































































































































































立 | 
> 立 | 
20 白浜 (釜石 ) 漁 港 海岸 |( 炎 害 复 旧 ) 防潮 堤 | に 0.2km 部 地区 (大 町 3 号 ) (単独 ) 
21 佐 須 漁港 海岸 (災害 復旧 ) 防潮 堤 L=0.1km 部 地区 (大 町 4 号 ) (单独 ) 
本 
立 | 
立 | 











当 
前 
前 
前 
前 


a 平田 地区 地区 (大 町 5 ) ) 














b 片 岸 地区 rh a に 部 地区 ( 只 越 1 号 )( 
时 s 地区 ( 只 越 2 号 )( 





c 鵜 住居 地区 49 戸 ( 民 529 戸 、 公 120 戸 ) 


3.0ha、 
:323 戸 ( 民 179 戸 ・ 公 144 戸 ) 





区 (只 越 5 号 ) (単独 ) 
区 (大 只 越 1 号 ) (単独 ) 


d 嬉 石 "松原 地 区 























象 戸数 :34 戸 ( 民 18 戸 ・ 公 16 戸 ) 






































本 郷 地区 9 
唐 丹 地区 (/ 対象 戸数 :18 戸 ( 民 18 戸 ) 
荒川 地区 SE 


鵜 住居 地区 




















大 石 (単独) 
ト 唐 丹 片 岸 ( 単 独 ) 











東部 地区 (浜町 ) ( 秋 害 公営 住宅 ) 











laa 箱崎 白浜 地区 
ab 両 石 地区 
lac_ 尾崎 白浜 地区 ( 民 1 戸 ) 
ad 本郷 地区 象 戸数 7 戸 ( 民 2 戸 ・ 公 5 戸 ) 
1 (一 ) 吉 里 吉里 釜石 線 室 浜 の 2 
上 荒川 線 下 荒川 の 2 
吉里 釜石 線 室 浜 
日 頃 市 線 荒川 
)283 号 松原 
陸 沿 岸 道路 吉浜 釜石 道路 (吉浜 釜石 ) 









































さ SS 


剛昌 : 東北 横断 自動 車道 釜石 秋 田 線 (復興 道路 等) 


F (一 ) 吉 浜 上 荒川 線 下 荒 川 











基準 日 : 仿 和 元 年 9 月 30 日 
社会 資本 の 復旧 @ 復興 口 ド マツ プ ( 令 和 元 年 11 月 21 日 公表 ) 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 する まち 大 船渡 


一 ーーー 


で 


(三陸 高潮 ) 


1 海岸 保全 施設 |1. 一 般 海岸 2 須崎 川 水門 N=1 基 





(三陸 高潮 ) 


1 海岸 保全 施 设 | .一般 海岸 は oAN | 











を っ) 6 野々 田 (港湾 高 潮 ) 
1 導 務 保 全 施 本 貞一 般 生 地区 海岸 ほか | 防潮 堤 =4.1km 


し < 
5 A NS と へ ( 伙 害 复 旧 ) 
Su CS i Ni > 5 SC as 1 海岸 保全 施設 | 一 般 海岸 大 | に 64m 
A し り オカ N=38: 
> 〆 - っ 2 . ( 炎 害 复 | 昌 ) 


1 海岸 保全 施設 |4 泊 海岸 11 崎 浜 光 江 海岸 | 防潮 坦 L=0.5km 





























二 ( 秋 害 復旧 ) 


防潮 堤 L=0.6km、 
村 時 漁港 海 岸本 N=i 基 





1 海岸 保全 施設 |4 漁 港 海岸 








13 一 2 
(海岸 高 潮 ) 

村 里 & 

(石浜 地区 ) | 防滑 担 | 0akm 


/ YS 。 * ‘ の < 3 3 、 い NS ， 
中 大 船渡 1C 2 5 ーー ペペ ゲン ご か 7 K ーー トブ > 1 ( 炎 害 复 旧 ) 
RN ヽ pF / 1 $ ‘a A 











防潮 堤 L=1.5km 
1 海岸 保全 施 设 |4 漁 港 海岸 コー 








14 一 2 (海岸 高 潮 ) 





大 船渡 防潮 堤 L=1.7km、 


11 崎浜 漁港 海 測 ey 





水 门 N=1 基 








の 21 晴 ノ 清 ( 秋 害 復旧 ) 
上 海岸 。 | 防音 に 1.5km 





1 海岸 保全 施 设 |4 光 江海 央 23 泊 里 光 洪 海岸 | 守信 








2 ( 主 ) 大 船渡 広田 
2 復興 まち づく り |5. ま ち 連 携 道路 陸前 高田 線 
船 河原 





2 復興 まち づく り |5. ま ち 連 携 道路 1 





5 ( 主 ) 大 船渡 
2 復興 ま ち づ く り |5. ま ち 連 携 道路 綾里 三陸 線 
赤崎 


C (一 ) 


3 復興 道路 等 |3 関 連 道路 人 
下船 



























































= CD 


4 大 船渡 基 石 海 則 q] / 
A A CEE 天 船 


平 22 业 使 、 第 214-26333 号 





基準 日 : 信和 元 年 9 月 30 日 


【 大 船渡 市 完成 簡 所 】 ( 令 和 元 年 11 月 21 日 公 表 ) 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 する まち 大 船渡 





一 箇 所 
1 盛 川 ( 塩 場 ) (災害 復旧 ) 防潮 坦 =: 2.3km : 本 748m、 岸 壁 
岸 4 岸 二 及 投 提 下 721m、 岸 壁 














吉 
( 主 ) 大 船渡 綾里 三陸 線 小石 

ア 下 欠 (単独 ) RC 人造 3 階 、 戸 数 :33 戸 

イ 上 平 (単独 ) 

ウ 関谷 (単独 ) 

旧 ) 堤 し =0.3km 記 エ 長谷 堂 (単独 ) 
復旧) 防潮 十 1.6km 1 オ みどり 町 (1・2 工 区 ) ( 単 

(人 了 清 に 0.1km 为 みどり 町 (3 工区 ) (単独 ) 

= (単独 ) 

ク 綾里 (単独 ) i 戸 5 y RP ( 漁 洪 災害) 岸壁 し 三 44m 他 

1 県 | ケ 沢田 (単独 ) 3 戸 8 3 と (漁港 災害 ) 防波堤 L=283m、 岸 壁 

(時 復旧 ) 防 世に 0.4km コ 下館 下 (単独 ) 3 

(災害 復旧 ) 防 潮 堤 し =0.2km 本 十 田中 東 団地 ①( 単 独 ) 

a 大 船渡 駅 周辺 地区 区 画面 積 : 約 33.8ha、 対 象 戸 数 281 戸 ( 民 231 戸 ・ 公 50 戸 )| シ 田中 東 団地 


es ne ス 泊 里 団地 (単独 ) 
大 船渡 地区 対象 戸数 : 18 戸 ( 民 18 戸 ) 

峰岸 地区 対象 戸数 :21 戸 ( 民 21 戸 ) 
小 河原 地 区 ( 平 林 旬 戸 数 .29 戸 ( 民 29 タ 中 赤崎 后 /入 团 地 (单独 ) 人 82m、 岸 辟 
小 河原 地 区 (上 山 ) 对象 户 数 : 6 戸 ( 民 6 戸 ) チ 盛 中 央 (単独 ) 本 (漁港 災害 ) 防波堤 し =239m、 岸 壁 
小河 原 地区 (鶴巻 ) 时 要 上 山 団地 (単独 ) 3 : (漁港 災害 ) 防 波 堤 =123m、 岸 壁 

9 戸 ( 民 9 戸 3 】 

13 戸 ( 民 13 戸 ) ) 5 1 当 (直轄 災害 復旧 ) 防 

8 戸 ( 民 8 戸 ) 単 3 戸 8 田地 区 (災害 復旧 ) 防波堤 =170m、 須崎 防波堤 =60m、 
19 戸 ( 民 1 戸 ) = 5 戸 回 -4.5m 岸 避 | 

13 戸 ( 民 13 戸 ) F 3 戸 8 (災害 復旧 ) 

17 戸 ( 民 17 戸 ) 山口 団地 (単独 ) |RC3 3 戸 E 茶屋 前 地区 By 


5 戸 ( 民 5 戸 ) 并 突 洒 加 地 ) ーー 9 戸 = ee 山口 地 区 ED EN TR 
1/ 语 、 戸 数 :29 戸 上 ル 二 

28 戸 ( 民 28 戸 ) | 災害 波 堤 L= アス = 
16 戸 ( 民 16 戸 ) っ (災害 復旧 ) 防波堤 =109m、 物 揚場 し =285m、 

12 戸 ( 民 12 戸 ) saa 船 揚場 =98m 

23 戸 ( 民 23 戸 ) (災害 復旧 ) 南 防波堤 =79m、 北 防波堤 し =165m、 
13 戸 ( 民 13 戸 ) na -2 0m2 号 物 揚場 し =104m 他 

11 戸 ( 民 11 戸 ) 学 校 赤崎 小学 校 ( 和 炎 害 復旧 ) 移 転 

10 戸 ( 民 10 戸 ) 越 喜来 小 学 校 (災害 復旧 ) 移転 

9 戸 ( 民 9 戸 )_ 赤崎 中 学校 (災害 復旧 ) 移転 

21 戸 ( 民 21 戸 ) 




















































































































生生 











トミ 
问 
jl 


























































































































30 戸 ( 民 30 戸 ) 


























a 


防火 観光 交流 セン ター( 津 波 復 興 拠 点 整 備 事業 ) ーー 中 赤崎 地区 (防災 集団 移転 促進 事業 





に 基准 日 : 欠 和 元 年 9 月 30 日 
社会 資本 の 復旧 有 復興 口 二 二 ド マツ プ | EAMES 


「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 


所 (災害 復旧 ) 
1 海岸 保全 施設 3 気仙 川 ( 砂 盛 ) 水 PN=1 基 


ii (災害 復旧 ) 
六 ヶ 清 防潮 堤 L=0.6km 
天 一 和 (海岸 高潮 ) 
六 ヶ 清 防潮 堤 L=0.2km 
(本 港 地 区 ) 





1 海岸 保全 施設 |4. 漁 港 海岸 








(災害 復旧 ) 


a 12—1 | = 
1 海岸 保全 施 设 |4 .渔港 海岸 広田 漁港 海岸 防潮 堤 L=1.1km 





(災害 復旧 ) 
1 海岸 保全 施設 |4. 漁 港 海岸 : 13 長 部 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km 














(災害 復旧 ) 
1 海岸 保全 施設 |4. 漁 港 海岸 | 14 内 出 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.9km 




















(災害 復旧 ) 
1 海岸 保全 施設 |4. 漁 港 海岸 1 15 根 岬 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km 








(災害 復旧 ) 


漁 : 18 勝之 沢 淹 坦 [= 
1 海岸 保全 施 设 |4 .渔港 海岸 漁港 海岸 防潮 堤 L=1.9km 











(災害 復旧 ) 
1 海岸 保全 施設 |4. 漁 港 海岸 1 19 要 谷 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km 








区 域 面 積 :186.1ha 
12. 復興 まち づく り 1. 土 地区 画 整 理 |3. 対象 戸数 1.106 戸 
(( 民 986 戸 ・ 公 120 戸 ) 














区 域 面積 :112.4ha 
12. 復興 まち づく り |1. 土 地区 画 整理 |3. 対象 戸数 552 戸 
( 民 478 戸 ・ 公 74 戸 ) 





2 復興 まち づく り |3. 津 波 復興 拠点 |3. d 高田 南 地区 区 域 面積 :18.4ha 








2 ( 国 )340 号 
2 復興 まち づく り |5. ま ち 連 携 道路 |z. AP 
5 ( ま ) 大 船渡 広田 
2 復興 まち づく り |5. ま ち 連 携 道路 |2. ea 


















































し 2 
| 陸 前 高田 長 部 IC jC ) 
の へ 


un 


3 LC 
平 22 業 使 、 第 214-26939 号 





社会 資本 の 復旧 ・ 人 復興 ロー ド マ ッ プ 


「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 


【 完 成 箇所 一 覧 表 】 





长 部 咱 


(三 陆 高 潮 ) 水 门 N=1 基 他 





(災害 復旧 ) 護 岸 工 L=3.4km 他 


三陸 沿岸 道路 高田 道路 


基準 日 : 信和 元 年 9 月 30 日 
( 令 和 元 年 11 月 21 日 公表 ) 








三陸 沿岸 道路 唐桑 高 




















川原 川 ( 曲 松 ) 
に 

石浜 

田 の 浜 海岸 


災害 復旧 ) 防潮 堤 L=0.6km、 離 岸 堤 L=0.3k 
災害 復旧 ) 防潮 堤 L=0.2km、 離 岸 堤 L=0.12 
(災害 復旧 ) 護岸 工 =0.04km、 消 波 エ [=0.02km 他 





唐骏 襄 
広田 


道路 (唐桑 小原 木 陸 前 高田 ) 
線 大 陽 








田 
高田 海岸 


災害 復旧 ) 防潮 堤 L=0.6km 他 
(災害 復旧 ) 防潮 堤 L=3.9km、 水門 N=1 基 、 人 エリ ー フ |=1.2km 他 





中 mlwIDIOI IN | 


小 友 海岸 
10 高田 松原 地区 


(海岸 保全 施設 災害 ) 防潮 堤 L=0.6km、 水門 等 N 三 3 基 
(治山 施設 災害 ) (防災 林 人 造成) 防潮 林 林 帯 ( 地 盤 ) し =1.3km 











脇 の 沢 (単独 ) 








12-2 広田 ( 後 浜 地区 








(海岸 高潮 ) 防潮 堤 L=0.2km 





16 大 陽 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 防潮 堤 L=0.2km 








17 両替 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 防潮 堤 !=0.7km 





e 区 


下 


戸数 :50 戸 ( 民 50 戸 
3 : 17 戸 ( 民 17 戸 
対象 戸数 : 12 戸 ( 民 12 戸 ) 








長 部 地区 ( 要 谷 ) 


:局 





今泉 (区 : 今 泉 地 区 ) 





コ 大 野 (単独 ) 





区 
lg 長 部 地区 ( 双 六 ) 
h 

i 地区 ( 福 伏 





・ 高 田 ・ 今 泉 地区 ) 














対象 戸数 :7 戸 ( 民 7 戸 ) 
象 戸 数 :5 戸 ( 民 5 戸 


6 6 





矢作 ・ 性 駒 ・ 高 田 ・ 今 泉 地 区 ( 館 ) 

・ 高 田 ・ 今 泉 地 区 ( 下 》 
矢作 ・ 竹 駒 ・ 高 田 ・ 今 泉 地 区 (高田 ) 
矢作 ・ 竹 駒 ・ 高 田 ・ 今 泉 地 区 (今泉 ) 
































対象 戸数 : 8 戸 ( 民 8 戸 ) 
対象 戸数 :5 戸 ( 民 5 戸 
対象 戸数 :66 戸 ( 民 66 戸 ) 





米 崎 地区 ( 堂 の 前 
米 崎 地区 ( 脇 の 沢 ) 
小 友 地 区 (両替 ) 














対象 戸数 :65 戸 ( 民 65 戸 ) 

对 象 户 数 : 5 5 
対象 戸数 :69 戸 ( 民 69 戸 ) 
対象 戸数 : 14 戸 ( 民 14 戸 ) 





小 友 地区 (三日市 ) 
小 区 ( 柳 3 


小 友 地区 (茂里 
小 友 地区 ( 新 田 ) 


対象 戸数 :5 戸 ( 民 5 戸 ) 
け 象 戸数 :9 戸 ( 民 9 戸 


9 :5 5 
対象 戸数 : 7 戸 ( 民 7 戸 ) 


1.176m 他 





180m 他 























m. 
4m、 計 
9m、 岸 
防波堤 =556m、 岸 壁 !=279m 他 














v 小 友 地 区 (只 出 ) 


対象 戸数 :11 戸 ( 民 11 戸 ) 


病院 


病院 (RC 人 造 ) 、 合 同 公 舎 (RC 造 ) 








w 広田 地区 ( 長 洞 ) 
x 広田 地区 (大 野 ) 


対象 戸数 : 14 戸 ( 民 14 戸 ) 
対象 戸数 :8 戸 ( 民 8 戸 ) 





医科 診療 
所 





設 整備 








広田 地区 (広田 大 野 ) 
z 広田 地区 (田谷 ) 
aa 広田 六 ケ : 
ab 広田 地区 ( 泊 ) 
ac 広田 地区 (中 沢 ) 
ad 広田 地区 (久保 ) 





1 ( 主 ) 大 船渡 広田 陸前 高田 線 小 友 
3 ( 国 )340 号 





6 ( 主 ) 大 船渡 広田 陸前 高田 線 花 具 
7 (一 ) 長 部 漁港 線 長 部 











4 ( 主 ) 大 船渡 広田 陸前 高田 線 広田 町 


対象 戸数 :18 戸 ( 民 18 戸 ) 
対象 戸数 : 34 戸 ( 民 34 戸 ) 
対象 戸数 : 9 9 
対象 戸数 : 25 戸 ( 民 25 戸 ) 
対象 戸数 : 9 戸 ( 民 9 戸 ) 
対象 戸数 : 7 戸 ( 民 7 戸 ) 


高等 学校 





1 高田 高等 学校 


3 高田 東 中 学校 





(災害 復旧 ) 移転 





基準 日 : 信和 元 年 9 月 30 日 
( 令 和 元 年 11 月 21 日 公表 ) 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 内 陸 市 町 業 中 1 「 
ww 〇 : 発 災後 新規 
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基準 日 : 平成 元 年 9 月 30 日 
社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 内 陸 宮成 箇所 ) 


【 完 成 箇所 一 覧 表 】 





3 遠野 住田 遠野 一 天 市 ア 駒 下 ( 単 独 ) RC 造 、 戸 数 :10 戸 木造 、 戸 数 :12 戸 
東北 横断 自動 車道 釜石 秋田 線 3 3 一 宮守 岡市 イ 備後 第 1①( 単 独 ) RC 造 、 戸 数 :24 戸 
全 一 花卷 市 宮守 東和 岡市 イ 備後 第 1 の (単独 ) RC 人 造 、 戸 数 :18 戸 
宮古 盛岡 横断 道路 築 川 道路 岡市 イ 備後 第 1③( 単 独 ) 木造 、 戸 数 :8 戸 
一 般 国 道 106 号 (IC へ アク セス する 道路 ) 川 目 一 関 市 ア 沢内 (単独 ) RC 造 3 階 、 戸 数 :27 戸 
道 107 号 札 押 道 路 RC 造 、 戸 数 :30 戸 
梁川 口内 本 3 三 
オ 穀 町 (単独 ) 木造 、 戸 数 :16 戸 




































































道 281 号 
道 283 号 
道 284 号 2 [奥州 市 カ 桜 屋敷 (単独 )\ " | 戸数 :14 戸 。  ~ | ha | 


道 284 号 
10 遠野 市 土 淵 BP 
11 遠野 市 (宮古 市 ) 立 丸 峠 





















































道 342 号 
道 343 号 
道 395 号 





























道 397 号 




















(一 ) 遠野 住田 線 (IC へ ァ 2 セ 2 する 道路 ) 30 遠野 市 





一 般 国道 340 号 長興 寺 ー 関 市 県 営 構 井田 アパ ー ト 





